p 


-" ತರ್ನ್ವಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2230 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ|] ತಳವಾರ್‌ ಸಾಬಣ್ಣ 


- ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 18.03.2022 


ಉತ್ತರ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 
‘|. [ಬಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಜವೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನೂ 


- ಇಲ್ಲು - 


ಹೌದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸ್‌ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಾಲಿ 


ಸಾವಿರಾರು ಬಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು/ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಮಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ 
ಹಳೆಯ ' ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ|ನಿರ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಸ್‌. ನಿಲ್ದಾಣದ 
ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'ಪರದಾಡುತಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ; ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 
ನಿರ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ನ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 
ನಿರ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಸ್‌ 
ಬಿಲ್ಮಾಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಮಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಕಾಶ 


ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆರುವುದರಿಂದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನು, 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೊಂ೦ದರೆಯಾಗಿರುತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಅದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು 
ನೋಟೀಸ್‌ ವೀಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ 
ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರತಿ ಶತ 80ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

- ಸದರಿ ಬಸ್‌ ' ಬಿಲ್ಮಾಣದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು “ಜೂನ್‌-2022ರ 
ಶೀಘುದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊ ಅಸಿಟಿ೦ತದ ; ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ' - ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ಗೂಪ್ಟ ತೂಡುವದರ . ks 
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆ? ಹೋದ ಜಲ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 109 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2022 Ke | \s 


ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಫ್‌ 2019ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇ೦ದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಧಾಣವನು 


